佛山 市 生态 环境 局 


主动 公开 佛 环 三 复 [2022] 93 号 


关于 《 佛 燃 三 水 水 都 分 布 式 能 源 站 接 人 系统 
工程 项 目 环境 影响 报告 表 》 和 审批 意见 的 函 


广东 电网 有 限 责任 公司 佛山 供电 局 : 

你 公司 报 来 由 中 国 能 源 建设 集团 广东 省 电力 设计 研究 院 有 
限 公 司 编制 的 《 佛 燃 三 水 水 都 分 布 式 能 源 站 接 入 系统 工程 项 目 环 
境 影 响 报告 表 》( 以 下 简称 《报告 表 》) 等 材料 已 收 悉 。 根 据 《 中 
华人 民 共 和 国 环境 影响 评价 法 》 第 十 六 条 、 第 二 十 二 条 等 条 文 ， 
经 研究 ， 提 出 如 下 批复 意见 : 

一 、 你 公司 及 中 国 能 源 建设 集团 广东 省 电力 设计 研究 院 有 限 
公司 对 报批 材料 的 真实 性 负责 ， 对 《报告 表 》 的 评价 结论 负责 。 

二 、 项 目 为 新 建 项 目 ， 位 于 佛山 市 三 水 区 西南 街道 。 本 工程 
建设 规模 如 下 : 

(1) 新 建 110kV 线路 工程 

Q@110kV 南岸 站 至 水 都 能 源 站 线路 工程 

自 110kV 南岸 站 至 水 都 能 源 站 , 新 建 1 回 110kV 电缆 线路 长 
约 1x0.2km， 电 缆 截 面 采用 1200mm2 。 

@110kV 白金 线 白 据 站 侧 改 接 入 水 都 能 源 站 线路 工程 

自 水 都 能 源 站 至 110kV 白金 线 #12 塔 ， 形 成 110kV 水 都 能 源 
站 到 白 据 站 线路 ， 新 建 1 回 110kV 电缆 线路 长 约 1x 0.65km， 电 


缆 截 面 采 用 1200mmz。 

@110kV 白金 线 金 本 站 侧 改 接 入 洲 边 站 线路 工程 

将 110ky 白金 线 金 本 站 侧线 路 改 接 入 220ky 洲 边 站 ， 形 成 
110kV 洲 边 至 金 本 第 二 回 线路 ， 工 程 新 建 110ky 线路 长 约 1 x 
3. 45km， 其 中 新 建 110ky 架空 线路 长 约 1x 3.15km, 新 建 110kV 
电缆 线路 长 约 1 x 0. 3km。 

工程 新 建 110kV 架空 线路 长 约 1x 3.15km， 其 中 利用 110kV 
洲 晓 甲 线 220kV 洲 边 站 ~ 110ky 洲 晓 甲 线 #11 塔 段 备用 回路 增 挂 
导线 长 约 1 x 3. 0km; 自 110ky 洲 金 线 备用 回路 #20 塔 至 110kV 
白金 线 新 建 N2 塔 ， 新建 110kV 单 回 架空 线路 长 约 1 x 0. 15km。 
导线 采用 400mm? 截 面 铝 包 钢 芯 锅 绞 线 。 

自 110kV 洲 晓 甲 线 备 用 回路 #11 塔 至 110kV 洲 金 线 备用 回路 
#13 塔 , 新 建 110kV 单 回 电缆 线路 长 约 1 x 0. 3km,， 电线 截 面 采用 
1200mm?。 

拆除 原 110kV 白 金 线 #18-#21 段 线路 长 度 约 2 x 1. 0km, 拆除 单 
回路 铁塔 1 基 ， 拆 除 双 回路 铁塔 4 基 ， 并 将 110ky 白 金 线 #12-#17 
段 线路 退 运 。 

改造 完成 后 ， 形 成 110kV 洲 边 至 金 本 第 二 回 线 路 ， 线 路 总 长 
约 1 x 7.15km, 其 中 架空 线路 长 约 1 x 6. 85km (与 洲 晓 甲 线 同 塔 段 
线路 长 约 1 x 3. 0km, 利用 110kV 洲 金 线 #13-#20 塔 段 备 用 线路 长 约 
1 x 1. 0km， 利 用 原 110kV 白 金 线 #21-#31 塔 段 线 路 长 2. 7km， 本 期 
自 110kV 洲 金 线 备用 回路 #20 塔 至 原 110kV 白 金 线 新 建 N2 塔 新 建 单 
回 架空 线路 长 约 1 x 0. 15km )， 本 期 新 建 电缆 线路 长 1 x 0. 3km。 


(2) 110ky 间隔 扩建 工程 

220kV 洲 边 站 扩建 1 个 110kV 出 线 间 隔 ; 110ky 南岸 站 扩建 
1 个 110ky 出 线 间隔 。 

三 、 对 项 目的 环境 保护 措施 要 求 

(一 ) 施工 时 应 合理 安排 施工 计划 、 施 工 工序 ， 采 取 有 效 措 
施 , 尽量 减少 水 土 流失 。 加 强 施工 期 的 管理 , 落实 好 施工 期 噪声 、 
污水 和 粉尘 、 扬尘 等 污染 防治 措施 , 尽 可 能 减少 对 周转 环境 的 影 
响 。 施 工期 噪声 排放 执行 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》 
(68B12523- 2011 )。 应 落实 好 有 效 的 防 电磁 辐射 措施 ,最 大 限度 
减少 对 周围 环境 和 公众 的 影响 。 项 目 建 成 后 ,运行 期 间 工 频 电 场 
强度 、 工 频 磁感应 强度 符合 《电磁 环境 控制 限 值 》( GB8702-2014 ) 
限 值 要 求 。 

(二 ) 本 工程 为 输电 线路 工程 ， 营 运 期 无 废水 、 废气 和 固体 
文物 产生 , 变电站 间隔 扩建 运行 期 不 新 增 站 内 工作 人 员 , 不 新 增 
生活 污水 和 固体 废物 排放 量 ， 无 需 设 置 总 量 控制 指标 。 

(三 )(1) 新建 架空 线路 合理 选择 导线 、 金具 及 绝缘 子 等 电 
气 设备 、 设 施 ， 在 经 过 不 同 地 区 时 严格 控制 导线 对 地 最 小 距离 ; 

(2 ) 新 建 电缆 线路 选用 带 屏蔽 层 的 电缆 ， 屏 蔽 层 接 地 ， 从 
源头 降低 电磁 环境 影响 ; 

(3 ) 运行 期 做 好 环境 保护 设施 的 维护 和 运行 管理 ， 加 强 巡 
查 和 检查 ,保障 发 挥 环境 保护 作用 ， 定 期 开展 环境 监测 工作 ， 确 
保 运行 期 电磁 环境 符合 国家 相应 标准 要 求 。 

四 、 项 目 建 设 及 运营 过 程 中 , 应 继续 做 好 输 变 电工 程 环境 保 
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护 的 宣传 及 对 周围 居民 的 沟通 、 解释 工作 ,消除 公众 对 变电站 的 
恐惧 与 忧虑 。 

五 、 环 境 影 响 报 告 表 经 批准 后 ， 该 项 目的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 
生产 工艺 和 环境 保护 措施 发 生 重大 变动 , 且 可 能 导致 环境 影响 显 
著 变化 (特别 是 不 利 环境 影响 加 重 ) 的 ,应 当 重 新 报批 环境 影响 报 
告 表 . 自 文件 批准 之 日 起 ,项 目 超过 5 年 方 决定 开工 建设 的 应 当 
报 我 局 重新 审核 。 

六 、 项 目 建设 须 严 格 执行 配套 建设 的 环境 保护 设施 与 主体 
工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投产 使 用 的 “三 同时 ”制度 。 项 
目 建 成 后 ， 应 在 规定 期 限 内 开展 竣工 环境 保护 验收 。 


CY 

货 册 全 碟 环 滤 朋 
一 < 
20223 1 其 18 温 | 
业务 专用 章 / 

(5) _ 


抄 送 : 佛山 钦 盛 环 保科 技 有 限 公司 
佛山 市 生态 环境 局 三 水 分 局 办 公 室 2022 年 12 月 2 日 印发 
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